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DISTRITO DE JAMILTEPEC 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITÁRIOS Y TIEMPO DETERMINADO 


í 


I 




CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

’ Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


D PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL EN EL 

dARRIO CHICO. 

LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC MUNICÍPIO: SANTIAGO JAMILTEPEC ESTADO; OAXACA 


PLAZO DE EJECUCIÓN: 
41 OÍAS NATURALES 


INICIO: 

JULIO DE 2019 


WCTOPfl 

SA. de Cv. 


JUNTOS 

. •L/CZüT7124üiAlunicipal S/N Col. Centro, SaSj^o^^teg^Laxaca CP. 717()o'sislft954) 58 ^ 

presidencia@janriilte^crnunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 


TERMINO: 

10 DE AGOSTO DE 2019 


PRESIDÊNCIA 

municipal \ 

Mp/o. Santtago ’ 


IDICATUR 

lUNICIPAL 

ofo. Santíogc 
lamittepec. 


CONTRATISTA; CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE 
C.V. 

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA 

DIRECCIÓN: CARRETERA PANTEON JARDIN NO.EXT 
123 CASA 23, INT. 1, COL. RESIDENCIAL JAZMINES, 

SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA C.P. 68287. 

TELÉFONO; 

R.F.C.; CZU1712158G0 
I.M.S.S; P6110386107 

CORREO ELECTRÓNICO: construzuchiate@hotniail.com 


CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

FUENTE DE FINANCIAMENTO: FONDO III.- FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 
2019. 


EJERCICIO; 2019 

MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION 
DIRECTA 


FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE JUNIO DE 2019 


MONTO: $ 618,383.73 (SEISCENTOS DIECIOCHO MIL ANTICIPO: 00.00% 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N) $0.0 (CERO PESOS 00/100 M.N.II.VA INCLUÍDO 
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 



















































CONTRATO No. MSJ/nSM DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 



GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

Contrato de Obra Pública No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 

SpS ÍspST ™sps«ivamenté; y por la otra ^íe^l C AR?ÚrO 

zS^^ATE S A DP P' administrador UNICO de la empresa “CONSTRUCTO^ 

f PP'?" ° sucesivo dentro dei presente contraio se le denominara ^ 

Contratista , de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 


I.- “El Município” declara; 


Declaraciones 


?dminliíf í patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre 

drninistracion de su Hacienda, investido de personalidad jurídica propia en los términos de la fracción II v 
ly dei articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 11 "^ oe la 

EMadíde OaxalS^ 2 <1® 'a Ley ÒiBánica Municipal dél 


m ?oTónircem“” '' - -a'»'-» “-'«'Pa'R eSS^DÍ 

P3RA8 PÜBUC/ 

«í? ®stá facultada para contratar en los términos dei artículo 43 fracciones Santiag< 

y V. articulo 68 fraccion I. y Artículo 71 fracción I de la Ley Orgânica Municipal para el Estado S Oaxací 


c) 


Jamiltepe'.,, 
,Jam!lu ‘ 
201 ) 




?CONSTRUCTOI^ÍuCHfAT?Í'ADJUDICACION DIRECTA a la empresW 
UÜNSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V. Representado por el C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA de 

acuerdo al acta de ADJUDICACION de fecha 29 DE JUNIO dei 2019 y de conformidad con lo establecido 

en el articulo 25 fraccion III de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca v 

de^i^nformidad con los montos establecidos por el Presupuesto de Egresos dei Estado para el ejercicií 

e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven dei presente contrato “El Município” cuenta con los 

ISoRTAcfoNS°PARATA"iwFPATcTD^ General 33, correspondiente al Fondo lll.- FONDO DE 
TERmiORSÍES DE^niqlmT^ MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONeIiNDICATUI 

-A distrito federal (FISMDF), para el ejercicio 2019, según oficio de MUNICiPA 

Aprobación y Autorización No. MSJ/467/FIII/012/2019 de fecha 27 de Junio de 2019. Mpfo. 5d/líofi 

II.- “El Contratista” declara; 

r, ■ . OC 

jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través dei C. ARTURO LOPEZ 
SPINOSArr^e acuerdo al documento Notarial Volumen Número 790 e Instrumento Notarial -Nórm 
I tada ante el Notário Público No. 19 d^Tte^fiudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca que 
fiue se ostenta no le ha sido revocadc^r^j^^ de manera alguna y que su repre’ “ 

..xistencia y capacidad legal, identil^^^^j^jcredencial de elector con foto 





3lio^1425123875336 

_ iona (Moral) en pleno ejercicio de siís' 
CZU1712158G0 y Registro IMSS:- 


I y que 


rde cor 


jcHto* 

VC.C3 


aeCv^ juntos CONSTRUltó^€|ÍD*E_, 

S/N Col. Centro, Santiago Janíiiltep^;^|i^ç4^i|^1700 Tel: (954) 58 

presidencia@jamiltepecmunicipioç^^\^i^,^irpí^:Q^cmun ' 


Vt^/Tgs op^ 


Mpii 

55 45 - 58 2 


'.mx 










CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 



GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 

c) Que tiene como actividad principal la realización de construcción de inmuebles comerciaies 
mstitucionales y de servicios, construcción de obras para ei tratamiento, distribución y suministrò 
de agua y drenaje, construcción de obras marítimas, fiuviaies y subacuáticas, construcción de 


d) 


Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne-las condiciones técnicas 
economicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto dei presente contrato. 


e) 


Como empresário y patrón dei personal que ocupe con motivo de los trabajos matéria dei contrato será el 
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
matena de trabajo y seguro social. 


Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados 
dei Estado de Oaxaca, el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural y el contenido de los 
anexos dei presente contrato, planos, espedficaciones constructivas, catálogo de conceptos y programa 
calendanzado de ejecución de los trabajos. ^ • r h y 



g) 


Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos nFOíOURf/i m 
establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca.í'2 fi/. -: jpí iç* 

Que para los efectos dei presente contrato senala como su domicilio para oír y recibir toda clase de to n 

notificaciones, el ubicado en; CARRETERA PANTEON JARDIN No.EXT. 123 CASA 23 INT 1 COL Cito > 

RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA. C.P. 68287 


III.- Ambas partes declaran: 


a) 


Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecha 
correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este contrato. ^ 


b) 



Que conocen el alcance y el contenido de la modalidad de contratación ADJUDICACiON DIRECTA oue 
se establecen en el artículo 25, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servidos reladonados^jNDICATURi 
Estado de Oaxaca \ MUNICIPAL 


c) 


Primera: Objeto dei contrato. 



Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y ___ 

conformidad dei contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convien^í^Pót^ i^ad con l§i^ Jamiltepet 
siguientes: —^ 

Á-'. 



Mpio. Santiago 

expreM'^bbi//fepec, 


CLAUSULAS 



CÍH- 

lucWSfllW^I-IÍIP 


TESORERJ 
MUNICIPj 

encomienda a el contratista la realización de la obra: '^^^Ô^ÔN^^ccion DEI 
iCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL.Elfl^^RÍÍlO CHICO’^ 
í loc^idad de SANTIAGO JAMILTEPEC, Municipio Santiaga^ltepecí|"kk"| 9 ^è en • sÊ 
LOS TRABAJOS : LIMPIA TRAZO Y NIVEU^iQ^ÍOEL tIrfSnO^^^ÂTURAL, 
^O EJES DE REFERENCIA, EXCAVACIÓN PARA^ÜP^Í^TE DE GUARNICIONES 
^N DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 2p:M:^:^\4o CMS. CIMBRADO EN 
superfície para el colado de çS^il^CtHIDRÁULICO EN PISO DE 
^..^SPESOR CON MALLA SOLDADA DE 66 10-10, CONTINUO CON CONTRA 

MINADO RALLADO, PINTURA COLOR AMARILLO fíÈÍÍICQ EN GUARNiCIONES,^ASÍ 
GENERAL DE LA OBRA, PRESIDENlir 

PAI 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL 


Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 58 2 85/45*“58 2 Si/sÕ" 

presidencia@jamíltepecmunicipio.gob.mx / 


&mx 









CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 



este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido oor io <5 

y ^^‘^0 así, (^motardisposS^^^^^^^^ SatJS 

de construccion vigentes en el âmbito federal, estatal y municipal, los proyectos planos esScifeaciones 

forr^rparte inSgSeTe%srcomm^^^^ 


Segunda: Monto dei contrato. 


OCHENTAYTRE?p\®^^^^^ í (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 

ucMtNiA Y TRES PESOS 73/100 M.N) I.VA INCLUÍDO, integrado con las siguientes aportaciones;. 


FONDO 


FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISMDF) 2019. 


TOTAL 


SUBTOTAL 


$533.089.42 


$533.089.42 


IVA 


$85.294.31 


$85,294.31 


TOTAL 


$618,383.73 



níEGIDURÍA DE 
$618,383.7 Ç*í5^'^S FÚ3! ;Cí 


Tercera: Plazo de ejecución. 


Mpio. Santicg 
JamIitepcCf 

d^í ^ naturales debiendo iniciar la obra objetrPo^* ^ 

dei presente contrato el dia 01 de Julio dei 2019 y terminaria a más tardar el día 10 de Agosto dei 2019 ^ de " 
acuerdo con lo solicitado por “El Município” y los programas presentados por “El Contratísta”. 


en la ejecución de Obra por causas imprevistas que lo retrasen. no imputables a “El i 
Contratísta o a El Município’ de comun acuerdo procederá la autorización de una prorroga previa solicitud ' 
por escnto de El Contratísta” y la evaluación de “El Município”. 


Cuarta: Disponíbílidad dei inmueble y documentos administrativos. 



SINDICATUI 

MUNICIPA 


® P® “E« Contratísta”. el o los inmuebles en que han de llevarse a Mplo:^htía\ 

cabo los trabajos matena dei presente contrato, así como los dictámenes, licencias permis^^^tf ^emás 
autonzaciones que sean responsabilidad de “El Município”, y que se requieran para la rèaliz-^^^^- i 



'tep( 

20 




^ Município” por concepto de anticipo es por la cantidad de SO.OIT^Í^IPesos 
incluído, que representan (00.00%) dei monto total dei contrato y por lo cual Qontntista” 
sa«os exclusivamente para la ejecución de dicha obra y deberá expedir el cbr^^*^^**^ 
Agrado con las siguientes aportaciones: 


Mplo, Santíl 


c(mM 


« .. .RORTACIONES PARA LA 

Í RTOTCTUtò SOCIAL MUNICIPAL Y DE US 
dtfiUARQWIOltesSyERRITORIALES DEL DISTRITO 


$ 0.0 


$0.0 



■ 202Í 





JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARRÍ 


...,_ intiago 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: 58 2 / 

presidencia@jarTiiltepecniunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipiòiòbb 

- 0-2021 




O iJU^^ 












































CONTRATO No. MSJ/nSM-DF/467/095/2019 


Santiago 

JAMILTEPEC 


GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 



Los importes de los anticipos serán puestos a disposición de “El Contratista” con antelación a la fecha 
pfPa''3 inicio de los trabajos; el atraso en la entrega dei anticipo será motivo para diferir en igual plazo 

“El Contratista” no entregue la garantia de los anticipos dentro de° 
Sdginafmenta ’ ®' diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida 


^ra?'e totalmente en el mismo ejercicio mediante deducciones proporcionales con 

go a cada una de las estimaciones que por trabajos efectivamente ejecutados se formulen (hasta un 30%1 

2"' - «efiéndose liquidar el faltante por amortizar en ZSaSfinal paS 

referenda ^ ““"“'P'® e" caso. efeduara la deducción respectiva al loimularse la última eslimaciòn de 



REGIOUjlÍA 0 


Si “El Contratista” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si lo^Moíf 
dest|na a flnes distintos de los pactados pagara a "El Mun i c ípio-, g^tos financiares conZ^arpreoedimilnlo 


esfeblecido en ei Cúdigo Fiscal dei Estado, como sl se tretara dei sVuíto dlírtiíoga dé 




Sexta: Forma de pago 


Las partes convienen que los trabajos objeto dei presente contrato, se paguen mediante la formulación de 

SraTdrconfo^níiTd*^^^^^^ terminada, previa verificación de^NOICATURi 

Obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme JmUNICIPAL 

ContSa-®?;?, '«1™= -«ios. las qíe serán prSâdas pr-líirffij^ 

dentm 5p*in<! r. .afrl ^^Of^psnadas de la documentación que acredite la procedência de su pagojonflltepec, 

nf nh dias habiles siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el artículo 56 de la 

de Obras Publicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca Oox, 201i 


Guando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sehalado, se incorporaran a las sioi 
estimaciones para que “El Município” inicie su trâmite de pago. ^ 



En el supuesto de que existan diferencias técnicas 0 numéricas, que no puedan ser autorizadas en un 1 
tres dias naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 

Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mlyofdé^fpl? 

Stirfifi^rioíT^ '’^® autorizadas por “El Município” se^n él íiSmo 

articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca. lamIltepeQ 

^ con cargo a cada una de las estimaciones al 

^pago de las mi smas le aplique las siguientes deducciones: 

"1^'ón proporcional dei anticipo (hasta un 30%). 

^rá el 5 al miliar (0.5%) al importe de la estimación sin I.V.A. Porxipgcepto da apor 
pago de vigilância, inspección y control de los trabajos ejecuteçloÊ<S(àf'ios çontr 
ne a lo establecido por el artículo 51 fracción XVIII en relación con ctó la Ley de 

"íníe nnr .^?'®c'cnaclos dei Estado de Oaxaca. Dicha^^^^será retenida 

ente por El Município , mediante la aplicación de los mecanisn^d€^^i^ establecidos 

corresopifSntesrecursos, mismos que serán captados y ente^pí§'(â‘‘ las instancias 
^chiottfáAoflftnlt^jl S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec. Oaxaca C.P. 71700 Tel 82 30 

CZU17121SSÜ ) presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx/jamiltcpecmunicipio.gobi<i» 1 ífí®^®Cí^^ 


cor 



ISTI 







CONTRATO No. MSJ/FISM-DF/467/095/2019 
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1?*en exceso, “El Contratista” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso más 
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal dei Estado de 

dei rHuSiJo ®" '’''® ®® ®f®ctivamente las cantidadL a disposición 

Séptima: Garantias 

deS^PúbíSív SSiriLT!***"*' ®n forma términos y procedimientos previstos en el artículo 37 de la Le 
Obras Publicas y Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca las siguientes garantias: 

Uuien.s?Laf«i;ãXoradSn'" nf 

Del ADJUDICACION y será por el 100% dei monto de los anticipos. 03RÂS PUBLICAS 

dgãlenteslíaTeS^r 

Notificación dei ADJUDICACION y será por el 10% dei monto total de la obra. WJ j^20r 

oartir de^lLTrhí h°®^' on*"®'® ®' ^ P® '® P®-- P®P°P® P® P®®® -^eses contados a 

pif ^ 5 íc^.® recepcion de la obra de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados dei Estado de Oaxaca ruuiiudb y 

mnntnS^ro KH®^®?*® P®' “E' Contratista” se obliga a presentarfianza porei 100% d ^ 

monto total recibido, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesoreríá 

la obra^^ ^ Ayuntamiento de: Santiago Jamiltepec misma que será presentada con anteiOBiéjp al inicio de 

Para garantizar el cumplimiento dei contrato “El Contratista” se obliga a presentar 
monto total de la obra contratada en los términos dei párrafo anterior. 

Asi rnismo “ El Contratista” previamente a la recepcion de los trabajos por parta-de^ li JVlunlcipioK"'^ 

SSrt ?7®H® '*® ‘^°®® "^®®®® ^ P°'' ®'P®' '^®®f® f®f®l P® I® o^fa éti S &inos^de?°** 

articu o 37 de la Ley de Obras Publicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxacl para SctoPder a te» 

ectos que resu ten de su realización por vidos ocultos y de cualquier otra responsabiíidàd çb' la qué hubier 
incu mdo enji ^eiecuaon y hasta que “B Contf«isu ” haya oumplldo con todas «obiSSs que 
aenvB^^Sia;c|Dntrato, dicha garantia deberá ser por el 10% dei monto total de la obra' ® 

-PO-ip 

costos 

la presentadón de las propuestas ocurran circunstancias de ordattOtonómico^ previstas 
^e determinen un aumento o reducción en los costos de lot tjS^líí^unTno ejecutados 
ograma pactado, dichos costos, cuando procedan, deberáií^M^^fes âtendiendo el 
° njuste de co^os acordado por las partes en el contrato, de âipi^|^í!^||®íestablecido en el 

í Publicas y Servidos Relacionados dei Eét^'ctè^xèca, el aumento o 
, coiresfwndientes deberá constar por escrito. 

-iuchiate SA. ae V.V. ; 

R.FÍ.'e40l7f«í»«^' podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiéffetSIDEWCIÂ 

JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARÍ|^®?gb 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.P. 71700 Tel: S 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunici0iSÍí>|^'|^*‘^^ 



SINDICATUR 

.^MUNICIPAL 

Mpío. Santiagt 
Jamiltepec 
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1 . 


cSraSc Pefrnanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

ajuste se aplicara a los costos directos conseivando constantes los porcenta es 
de indirectos y utilidad originales durante el ejerdcio dei contrato 


efectuada por “El Município” a solicitud escrita de “El Contratista” la oue 
debera acompanarse de la documentación comprobatoria necesaria. ^ 


En caso de existir conceptos no considerados dentro dei catálogo respectivo se consideraran como trabaios 
Sgo°díoTmi^moí^®'^'' ^ontratista” y “El Município” para el 



Novena: Modificación dei contrato Rf-GIOURÍA 0 

V 'Contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convénios siempre Mpio. Sônia 

Lniinnln ®®nsiderados conjunta o separadamente no rebasen el 25o/o dei monto o dei plazo paSaZ ni JamiiZec 
impliquen vanaciones sustanciales dei proyecto originalmente autorizado. ’ Dtto, 

OciXj 


La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Município” y deberá efectuarse oor 

®® ^ motivadas de tales modificaciones se dará conocimiento al Órgano de Control v^^aI>os a,, 
ceSado^n ^ ^o^traloria y Transparência Gubemamental. dentro de los diez dias hábiles a su 


Décima: Representantes de las partes 


® designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en eL 
srtio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio palrtomalSINDlCA-TUI 

ÍSartS ° ®'de este contrato. “El Município” se reserva el deriho de su MUNICIPA 

aceptaaon, o en su caso la soliatud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo Mplo. Santíaç 

Jamiltepec, 


‘^® ^.'®pu®®to por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servidos' 


reSSS^co^Vf í Oaxaca designa como su representante en la oíra para^^ 

forjfJartf^ ® trabajos o denvados de ellos a la residenda general de supervisión, que tendrá entre otras las 

facultades y obligaciones que senala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes;’ 


Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto dei contrato y dar a “El Contratista” por escrito 
que'e^este Mso oíd^e ^®'^"^®'^*®®’ relacionadas con su ejecudón en la forma convenida y con las modificadç 





Asimismo. convienen que en caso de que “El Município”, contrate a un tercero para realizar trabaioS^^^^ 
supervi^n. vigilancia, control y revisión, “El Contratista”. otor^rá a ésta las ladiidades, dSu^ntS^y'^^^^ 



' . , — ’ iQo lai^iiuauco, uuuuínt^ruus y aai 05 --^í, ’ 

? ®®^ responsable de cualquier autorjzación y aprobación de los asuntos reladonados can- ocwf. 
É^ >ael presente contrato, la residenda a ' ^ERI4 


vJ 

m que ia bitácora de obra formarei 



wywicipAL 

Mpio. Santíago 
Jomiltepec, 
Jam/ltepi 

?019^ ^ 


pRESlDENClA , | x — 

«?SA d.cv. JUNTOS CONSTRU^MõJIIH-PeUrROL 

S/NCoI. Centro, Santiago 71700 Tel: (954) 58 2 85 45 - 58 2 8 

——— - _ 


i.mx 
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Décima primera: Responsabilidades dei Contratista. 


motiío ^ l°® y ®quipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra 

oroniiPQta f normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la 

Saodón P® trajos se 

micma^,? H t ®®' ® Tespondep por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 

misma y de los danos y peQuicios que por inobservância o negligencia de su parte se lleouen a causar a “fi 



Es f^ultad de “El Município”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la eiecudón dorf^^lOUfifA [ 
los trabajos. ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricadón ^ ^*3RAS PÓBLIC 

A fy^Pio. Santia 

Contratista” es el único responsable de la ejecución de los trabajos deber4> J^ff^Utepec, 
^ ° H°®i ®® '^Qtementos y ordenes de las autoridades competentes en matéria de construcdó^* 
segundad, uso de la via publica, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el âmbito federal estatal 

ZlSífJ’ "T ® '®® q^® efecto le senale el gobiemo Las responri^dery lÍ dS?^^ S • 

perjuicios que resultaren por su inobservância serán a cargo de “El Contratista”. ^ ^ 



Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de 
cualquier oja pemona, con excepdón de los derechos de cobro sobre las estimacionerpor Sos SJdS en 
cuyo caso debena de contar con el consentimiento de “El Município”. ^ ejecutados, en 


Décima segunda; Cláusula Penal 

A fin de verificar si “El Contratista” está ejecutando los trabajos. objeto de este contrato 

^ aprobados, “El Município” comprobara periódicarnepÊllrl 

trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa en la “ 

COTesporidr^'^'^^^^°°'^ procederá a la evaluación de los dafios causados y deducirá el 


con el 
lide los 
(^.que al 
^ '*10 que 





Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de lJs^âbajol?i|iroen 
Sferínrí ®®*®^'®®''^o ®r' el programa de obra, “El Município’’ retendrâvj^^^.él ^'^la^' 

iníin Ho ^Chosimpoiles multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fechaipjqgramadâ para e|l 
ini ao de las actjv idades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la nevisión, por lPíanS^-meosuaSnente ’ 
fion o devolucion que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la Tndicacte.o i;. 

ista” no concluye los trabajos en las fechas serialadas, también como pena convencional debelu 
unicipio la (^ntidad de 0.002% (dos al miliar) sobre el monto total dei contrato, por cada día naturaíJi/o^iSirtnHr 
^el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de “El Município”. Ja^i^epK^^ 

^®* P^Qo be las penas convencionales serialadas en los pámafa&aeâb^íte “âüMunicíDionHy ’ 

*^® ^ perjuicios ocasionados al erário público, en cantida^^M^^rtá ^además de 

HSTÇ1jMS'B#'P'''^'®b‘o dei contrato o rescindiilo. ® 


ZuchiJlen^^^oCl^ifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause darios^Èi^i^íé bien 

‘^® trabajadores), “El Contratista” estará obligado^tqal^^pn términ 


“‘c'"“;“^e«:S.ape3^»mjrboNSTRUIMOS EL DESArM^^ 


Palado Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 TelU* 
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‘®f^Poralmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas 
debidannente justificadas, debiendose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá 
prorrogarse o ser indefinida. k ° 

Pana tales efectos “El Município” emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por “El Contratista” en el 
que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la 
reanudacion de los trabajos. ^ 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron la suspensión temporal. ^ 

Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato 

REGIDURlA Dl 

“El Município” podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los?i^^^ PuBUC/ 
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados dei Estado de Oaxaca ^ntiag 

JofDiltepeCf 

Así mismo, podrá dar por terminado antidpadamente el presente contrato por razones de interés general o 
mutuo consentimiento. ^ .op u 

En reladón con lo anterior, “El Município” determinará la rescisión administrativa, cuando “El Contratista” nov 
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa deti 
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de constmcdón y no repare o reponga alguna parte de la' 
obra rechazada, que no cumpla con las espedficadones de construcdón o normas de calidad, si no cubre 
opOTunarnente los salarios de sus trabajadores y demás prestadones de carácter laborai (IMSS, INFONAVI'L..,nir rtiií 
SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El Município” aea o pueda crear dificultadas durante o después de «'ÍÍÍÍSpid&i 
ejecuaon de los trabajos en perjuicio de “El Município”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto A 

de este contrato o los derechos derivados dei mismo, así como cualquier otra causa que implique ,qa(alravención a 
los términos dei presente instrumento. t Jamiltefffc, 

Cuando “El Município” determine resdndir el contrato, dicha rescisión operará de pleno deréfcffe^M^^iíesidad' 
de dedaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en ' 

.lunicará a “El Contratista” la rescisión dei contrato en forma fehaciente porescnlâ'^ açuerdo 
de la Ley de Obras Públicas y Servidos Reladonados dei Estado de Oa)táéá^^^ciSÍ|Cé4ste 
lo de 15 (quince) dias hábiles, contados a partir de la fecha en que redba lã ioiificâqiM de 
iga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime petflnérffèsá: ‘00 
1 Jamlltepx, 

„ci referido, “El Município”, considerando los argumentos y pruebas que húbiera Wééf^‘%alèr 

_ El Contratista”, resolvera y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) dias hábiles sígd^téS’á%ié se 
“sta. Cumplido lo anterior, “El Município” impondrá el pago de las penas convenidas. 







imunique a “El Contratista” el inicio dei procedimiento de resdsión dei 
■ "n n t r*» n procsderá a tomar inmediata jxisesión de los trabajos ejecutados 
RtFiCi^vcWT respectivas, levantando, con o sin la comparecencia dk^ 

circunstanciada y notariada dei estado en que se encuentre la obra, así como establecer 
naturales para la recuperaclón dei anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las ca^ 


rescisión. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público. 
“El Contratista” estará pbligadoa devolver a ‘lELMunicii 


partir de la fecha de in 


'Mm 


entregacfepara lajieal|ffl(3Ó0 dei J®5;trab^3»iiago Jamiltepec, Oaxaca C.R 71700 Tel: (954) 

presidencia@jamiltepecmunicipio.gob.mx / jamiitepecmunicípio.gob.ni^ ’2019 ' 
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En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sanciones por 
incumplimiento dei programa, “El Município” y “Ei Contratista” convienen en que aquéila procederá a hacer 
efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo 
que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificación de la 
rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobnecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a 
la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. 


Décima quinta: Recepción de obra 



“El Contratista” comunicara a “El Município” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados 
que dentro dei plazo de veinte dias verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condiciones c w 
establecidas en el contrato, al finalizar la verificación de los trabajos “El Município” contará con un plazo 
diez dias naturales para proceder a su recepción fisica, mediante el levantamiento dei acta de entrega 
receoción corresoondiente. ouedando la obra baio su resnnnsahiUriaH .Ü*- 


recepción correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad. 


La entrega recepción de la obra no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vidos ocultos que 
tenga la misma, en los términos de las leyes respectivas, por lo que en el momento de celebrarse la entrega se 
deberá exhibir fianza que garantice los vidos ocultos de la obra, la cual tendrá una vigência de doce meses. 


Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro dei término estipul^o en el contrato, el 
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra pará cada uno 

de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante 

21:0 

Determinado el saldo total, “El Município” pondrá a disposición de “El ContratisÉ’^^ 
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitara el reintegro dô,!^ 
debiendo, en forma simultânea, levantar el acta administrativa que de por extin^dós los d 
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. PRESIDÊNCIA 

^ MUNICIPAL 

Mpio. Sanúagi 

, lamiltepsCf 

I que durante la ejecudón dei presente contrato llegaren a surgir 
sobre tos aspectos que más adelante se senalan de manera espébífica 


espondiente, 
fes resultantes; 
hos y 


10 



escritd 



ter téc, 

._, _4 las parteá^^^ 

representantes designados por cada una de ellas en la cláusula décima se notifiquen por^^^ 
indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de 
fá'siguiente de recibida la notificación y en un término no mayora 10 (diez) dias hábiles se prociM|unir a jijp f 
wrde Mmún a^erdoa la mejorsolución para las partes. ^MUNICIPAL 

cjL j r ^ lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minutâ^í^^/^pçc^ 
.uchjartespAidRWtéjM^ue será suscrita por sus representantes, reconociendo desde'ahq:8í«*flaj{,fValidqz a diclptto. 

R.F.CfC2Slí^12{58GO " 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no acuerdo qoe- 

ponga fin a la discrepância, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante lasí-laWSèi^^nipetentes. 


Décima séptima: Legislación 


Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecudón de la obra objeto d 

disposicieaesieaglaniqEáasasçtflcicninitír^Átea^pliBaiDlíHpoc, OaxacaCP. 7i700 Tei: (9S^’5Ô 
ptesidenciaôjamiltefjecmunicipio.gob.mx / jamiltepecmunicipio.gob.mx 
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En lo no previsto por los ondenamientos antes citados, 
de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 


serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el Código 


Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 


previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y 
representa y en caso de controvérsia en su interpretación y 
2S/^rln Itf ® junsdicción y competência de los tribunales dei fuero común, con 

residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo tanto, "El Contratista” renuncia al fuero aue 
pudiera correspondetle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. ^ 

Enteradas las parles dei contenido y alcance legal dei presente contrato, manifiestan que en su otorgamiento no 

° ‘^® '® que pudiera invalidado y para su constância 

margen, en el Município de Sa^aig^imiltepec, distrito de Jamiltepec en el estado dé 
los 30 dias dei mes de Junio dei dos mil didSirti^^ 


presidência 

1^ u NTCIFATíf. CfecliHTR^ 

MplO. Sont70g%^ESIDENTO 
Jamiltepec, 

Otío. Jomlltepj^ 

Oax, 2019 - 2021 



Por “I 


SINDICATURA 
municipal 

Dtto, Jamiltepec, 
Oax. 2019 -2021 



Speié Soriãno 

1UNICIPAL 
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C. ARTUROl OPEZ ESPINOSA 
ADMIlT 
TRUCTC 


l»fliíâc.v. 


«hiole SA. de Cv^ 




. REG fDURlA DE 

C. Fernando Jesus AvIlíP^fi PÓBLICAS 
Cisneros Mpfo, Santiaoo 
REGIDOR DE OBRAS Jamiltepec 
PUBLICAS ÍJtto. Jamiltepec 
Oax. 2019 • 2027. 



JfSORSHl 



mmTTf, 


MUNICIP^ 

^^^'f°otiago 

municipal 


2019 


«pec, 

■2021 


JUNTOS CONSTRUIMOS EL DESARROLLO 
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